L. 22558. z r. 1880. 


Alegat. 14. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie umeblowania sali sejmowej i przyległych 
ubikacyj w nowym gmachu sejmowym. 


WYSOKI JEJMIE | 


Wydatki na umeblowanie sali sejmowej i ubikacyj przeznaczonych na użytek Wys. Sejmu 
w nowym gmachu sejmowym, nie są objęte preliminarzem kosztów budowy, uchwałą Wys. Sejmu 
z dnia 28. sierpnia 1877 zatwierdzonym. Odnośny projekt wraz z kosztorysem zamierzaliśmy przedło - 
żyć Wys. Sejmowi na sesyi roku 1879 i w tym celu poruszyliśmy tę rzecz w techniczno-artystycznym 
komitecie budowy, pragnące i w tej sprawie wysłuchać opinii komitetu, zanimbyśmy przystąpili do 
sformułowania odpowiedniego projektu. 

Komitet budowy na posiedzeniu z dnia 28. lipca 1879 wybrał z łona swego komisyę, zło- 
żoną z pp. Juliusza Hochbergera, kierownika budowy gmachu sejmowego, Henryka Rodakowskiego, 
artysty-malarza i podpisanego sprawozdawcy, poruczając tej komisyi wypracowanie projektu i koszto- 
rysu umeblowania sali sejmowej z przyległemi ubikacyami, który to projekt miałby Wydziałowi kra- 
jowemu posłużyć za podstawę do wniosku, Wys. Sejmowi w tym przedmiocie przedłożyć się mającego. 
Jakoż komisya zebrawszy się dnia 81. lipca 1879, wypracowała odpowiedni projekt. 

Tymezasem rok 1879. minął bez sesyi sejmowej; Wydział krajowy pragnąc zastosować 
się do życzenia Wys. Sejmu, objawionego w sprawozdaniu komisyi administracyjnej z r. 1878. 
ażeby sala sejmowa wraz z przyległymi apartamentami już dnia 1. września 1880 do użytku oddaną 
została, nie mógł dłużej zwlekać z zamówieniem tych robót około umeblowania, które wymagają 
koniecznie dłuższego czasu. 

Na podstawie uchwały komitetu budowy z dnia 21. stycznia b. r., rozpisał tedy Wydział 
krajowy licytację celem oddania w przedsiękiorstwo robót około wykonania podium i trybun, a następnie 
także siedzeń w sali sejmowej, a wynik tej licytacyi przedłożył komitetowi budowy. Zgodnie z uchwałą 
tego komitetu postanowił następnie Wydział krajowy : 

1) na wykonanie trybuny w sali sejmowej przyjąć ofertę firmy stolarskiej braci Weczelaków 
we Lwowie, według której trybuna ma być wykonaną z dębiny slawońskiej za 
cenę ryczałtową : e : o : : : : 

2) na wykonanie siedzeń w sali sejmowej, lożach i galeryach przyjąć 
również ofertę braci Wezelaków, a to z następującemi cenami: 


3.840 zł. 


a) za jedno krzesło poselskie wraz z pulpitem bez roboty tapi- 


cerskiej po A ; : : ; A . ; 44 zł. — et. 
b) za jedno siedzenie na kanapkach po ž . s 5 1.20 
c) za jeden fotel po `. * PB". 29 „—, 


Wszystkie powyższe reiii du być wykonane z drzewa dębowego bajcowanego 
i woskowanego. 

Zważywszy, że liczba zamówionych krzeseł poselskich wynosi 152, liczba siedzeń na ka- 
napkach (w lożach i galeryach) 157, zaś liezba luźnych foteli (do sali i lóż) 34, przedstawiają się 
koszta jak następuje: 


ad a) 152 krzeseł poselskich po 44 złr. od sztuki A ; 3 6.688 zł. — ct. 
ad b) 157 siedzeń na kanapkach po 8 zł. 20 ct. od Keyla . } i, 0. 
ad c) 34 foteli po 29 zł. od sztuki s $ 3 : ; $ 986 „ — , 


Razem 8.961 „ 40 „ 
Nadto przyjął Wydział krajowy ofertę snycerza Tadeusza Sokulskiego, 


na wykonanie krzesła prezydyalnego dla Marszałka krajowego za : - 240 zł. — et. 

i zamówił także fotele dla Wicemarszałka i Komisarza rządowego po 110 zł. . 280 „ — ct. 

zaczem koszta siedzeń w sali sejmowej, lożach i galeryach, przez Wydział kra- 

jowy już zamówionych, wynoszą razem . 3 p > 9.421 zł. 40 ct. 
Doliczając do tej sumy wyrażone pod 1) koszt” mao podium 

i trybuny w kwocie : ć ; : ; : s ; 5 ; 3840 zł. — ct. 

okazuje się wydatek . ; i : 13261 zł. 40 et. 


Wydatek krzdtatawio jc Ka zamówień już chi jest niezmienny i pozostaje 
nam tylko prosić Wys. Sejmu o przyjęcie go do wiadomości. 

Resztę wydatków na wewnętrzne urządzenie sali sejmowej tudzież koszta umeblowania 
innych ubikacyi sejmowych, zredukowane do rozmiarów jak najskromniejszych, zamierzamy pokryć 
z funduszu dyspozycyjnego. 

Wydział krajowy wnosi: 

Wysoki Sejm raczy: 

1) przyjąć niniejsze sprawozdanie do wiadomości ; 

2) uchwalić na pokrycie kosztów urządzenia trybuny i siedzeń w sali sejmowej, przez 
Wydział krajowy już zamówionych, kredyt dodatkowy w sumie 13.261 zł. 40 et. w. a. 


Z Rady Wydziału krajowego 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 
We Lwowie dnia 25. maja 1880. r. 
Marszałek krajowy: 
Ludwik hr. Wodzicki w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Oktaw Pietruski w. r. 
Sprawozdawca. 


POWO AA ORO OOOO OBORAORA O DIESIS DIDDII 


Z drukarni Anny Wajdowicz (pt. Poremby), Lwów, Rynek 1. 9. 
Pod zarządam Szczęsnego Badnarskiego. 


